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BILL NO. S-87-07- Be | 
SPECIAL ORDINANCE NO. S-o LORT 


AN ORDINANCE approving Change Order 
No. 1, Res. 6019-85, Beacon St. 


Construction Company, in connection 
with the Board of Public Works 

and Safety of the City of Fort 
Wayne, Indiana. 





NOW, THEREFORE BE IT ORDAINED BY THE COMMON COUNCIL 
OF THE CITY OF FORT WAYNE, INDIANA: | 
| i SECTION 1. That Change Order No. 1, Res. 6019-85, SERRA 
St. (Lake to State), with Dailey Asphalt Construction Company, 
in connection with the Board of Public Works and Safety, for: 


this Change Order is necessary 
because very poor sub-grade condi- 
tions necessitated extra stone 

and asphalt base material. After 
existing Chip & Seal pavement is 
excavated to proposed grade - 
compaction tests are then made; 

at that time the stone and asphalt 
was needed to stabilize conditions. 
Pipe and inlet was needed to relieve 
low lying pong area at Children's 
Home which could not drain to street; 





involving a net increase of Ten Thousand Two Hundred Sixty-One 
and 80/100 Dollars ($10,261.80), all as more particularly set 
forth in the specifications, and which is on file with the Office 
of the Board of Public Works and Safety and is by reference ae 
porated herein, made a part hereof, and is hereby in all things 
E confirmed and approved. 

SECTION 2. That this Ordinance shall be in full force 


and effect from and after its passage and any and all necessary 


hele by the Mayor. 


ouncilmember 


APPROVED AS TO FORM 
AND LEGALITY 
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SANDRA E. KENNEDY CITY CLERK 


Passed and agopted by the Common Council of the City of Fort 
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Change Order No. 1 
Resolution No. 6019-85 
Board Order No. 143-84 
REQUEST AND JUSTIFICATION FOR CHANGE 
Necessity for change: Very poor sub-grade conditions necessitated extra stone and 





asphalt base material. After existing Chip & Seal pavement is excavated to proposed 





grade - compaction tests are then made; At that time the stone and asphalt was needed 





to stabilize conditions. Pipe and inlet was needed to relieve low lying pond area at 


Children's Home which could not drain to street. 














Will proposed change alter size of the project? Yes No XX 


If yes, explain: 











Affect on operation and maintenance cost of this project: 





Maintenance cost should be at a minimum if traffic restraints of large trucks and heavy 





equipment be adhered to. 
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Denny Root, Engineer 
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CONTRACTOR: DAILEY ASPHALT 


RES. NO: 6019-83 


PROJECT: BEACON ST. STATE TO LAKE 


DATE: 7-1-87 


143-B4 
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CONTRACT COST ANALYSIS 
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TITLE OF ORDINANCE Change Order #1, Res. 6019-85, Beacon St. (Zake to State) 





DEPARTMENT REQUESTING ORDINANCE Board of Public Works & Safety 








SYNOPSIS OF ORDINANCE ` Change Order #1, Res. 6019-85, is necessary because 

___ very poor sub-grade conditions necessitated extra stone and asphal- 
2 = __ base material. After existing Chip & Seal pavement is excavated ti 
___________proposed grade - compaction tests are then made; At that time the 
stone and asphalt was needed to stabilize conditions. Pipe and 

___________inlet was needed to relieve low lying pong area at Children's _ 
ome which could not drain to street. Dailey Asphalt Construction 
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EFFECT OF PASSAGE Maintenance cost should be at a minimum if traffic restraint 





of large trucks and heavy equipment be adhered to. 


EFFECT OF NON-PASSAGE 


MONEY INVOLVED (DIRECT COSTS, EXPENDITURE, SAVINGS) $10,261.80, increase 


ASSTGNED TO COMMITTEE 


Bech Ze D Ze Ap 


BILL NO. 
ete E EE EE 


REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC WORKS 


WE, YOUR COMMITTEE ON PUBLIC WORKS ; TO WHOM WAS 


REFERRED AN (ORDINANCE) (RESOKNTIONY. approving Change Order 
No. 1 Res. 6019-85, Beacon St. (Lake to State), with Dailey 


Asphalt Construction Company, in connection with the Board of 


Public Works and Safety of the City of Fort Wayne, indiana 


HAVE HAD SAID ence, (RESOKUPXON) UNDER CONSIDERATION AND BEG 
LEAVE TO REPORT BACK TO THE COMMON COUNCIL THAT SAID (ORDINANCE) 


(RES QEEEEON) 
YES NO 
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SAMUEL J. TALARICO 
CHAIRMAN 
JANET G. BRADBURY 
VICE CHAIRPERSON 
PAUL M. BURNS 
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JAMES S. STIER 
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CONCURRED IN f f/f SANDRA E. KENNEDY 
CITY CLERK 





